DÉCRET  n.-  ,„6. 

DELA 

CONVENTION  NATIONALE, 

Du  i 6t  jour  de  Frimaire  , an  fécond  de  fa  République  Françaife  , 

une  & indivifibfe  , 

Qui  ordonne  la  réparation  des  Routes  éf  des 
Ponts  de  la  République, 

La  Convention  nationale,  après  avoir  entendu  le  rapport 
de.  Tes  comités  de  falut  public  & d'agriculture,  commerce  & 
ponts  & chauffées  reunis;  conhdérant  que  l’état  de  dégradation 
de  toutes  les  routes  & ponts  de  la  République,  & particulière- 
ment des  departemens  frontières  & des  côtes  , nécefîitent  les 
melures  les  plus  promptes  & les  plus  aélives  pour  les  mettre 
en  état  de  bonne  réparation  à l’ouverture  de  la  campagne  pro- 
chaine ; que  les  moyens  employés  jufqu’à  préfent  n’offrent  que 
des  lefultats  trop  lents  & très-infuffifans  par  la  mauvaife  orga- 
mlanon  de  1 admimflration  des  travaux  publics;  voulant  enfin 
mettre  en  adivite  toutes  les  reffources  poffrbles , afin  que  le 
er.^cer  deJ.  armée5  « des  convois  militaires  & de  l’artillerie 

P,  avec  Ia  Pfu5  guindé  célérité  fur  tous  les  points 

de  ia  République  , décrète  : F 

Article  premier. 

Tous  les  travaux  publics  feront  faits  & entretenus  aux  frais 
de  la  République  à compter  du  i,er  Nivôfe  ; en  conféquence, 
ous  es  grands  chemins,  ponts  & levées  feront  faits  & entre- 
tenus par  le  trefor  public  : les  chemins  vicinaux  continueront 
d etre  aux  frais  des  adminiflrés  , fauf  les  cas  où  ils  deviendroient 
neceffaires  au  fervice  public. 
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1 I. 

Tous  les  employés  à appointemens  fur  ces  différens  travaux» 
feront  falariés  en  totalité  par  le  tréfor  public , à compter  du 
i.er  Nivôfe. 

III. 

Toutes  les  troupes  de  libre  difpofition  pourront  être  employées 

au  lervice  des  travaux  publics. 

Nota.  Renvoyé  au  comité  de  la  guerre  pour  l’orgamfation  du 
travail  & l’emploi  des  bataillons. 

Il  fera  mis  à la  difpofition  du  miniflre  elfe  l'interieur  jufqu  a 
concurrente  de  la  (omtne  de  vingt-cinq  millions  , pom  eue 
employée  en  réparations  des  routes  & ponts  çle  la  RePubl,<I“® ' 
(urVtte  fomme  il  fera  verfer  provifo, rement  celle  de  cent 
mille  livres  dans  les  caiffes  de  chaque  département  ; le  furplus 
fera  réparti  entre  les  dépaxtemens  en  ration  de  leurs  befoms 
refpeétifs . fur  le  rapport  qui  en  fera  fait  par  le  comité  des  ponts 

& chauffées. 

V • 

Tout  ce  qui  fera  dû  aux  entrepreneurs  des  travaux  publics, 
au  , " Nivôfe  prochain  , leur  lera  payé  lur  la  liquidation  faite 
par  ies  direfloLs  de  dilirifl  , vifce  par  ceux  de  departement 
lur  ies  mémoires  arrêtés  par  les  ingénieurs  en  chet. 

V I. 

Au  i ç Germinal  prochain  , tous  les  travaux  néceffaires  pour 
rendre  les  routes  & ponts  praticables  , feront  achevés. 

VII- 

Dans  les  deux  décades  qui  Ouvrent  la  publication  du  prélent 
décret  ies  ingénieurs  en  chef  enverront  au  confe.t  executif 
provifoire  i’étsrt  eftimatif  par  aperçu  des  réparations  a fane 
Lix  routes  & ponts  de  leur  arrondiiîement  ; ils  y joindiont 
Pétat  des  réparations  qui  ont  été  faites  depuis  un  an,  ôt  des 
fouîmes  qui  y ont  été  employées  ; ces  états  feront  dtvifés  par 

Ü:  Ltfconfeil  exécutif  ies  enverra  à la  Convention  nationale,  avec 
l’avis  de  la  com  million  centrale  des  ponts  & chauflees,  le  0 
prochain. 


judication. 

Les  adjudicataires  donneront  une  caution  folvable  & certifiée. 

X. 

Ils  commenceront  les  approvisionnement ; & ies  ,r"au* .t™ 
la  décade  qui  fuivra  leur  adjudication  ; ils  ies  feront  vérifier 
tous  ies  mois . par  ies  ingénieurs  ordinaires. 

X I. 

Ils  feront  pavés  par  les  receveurs  des  diftrifls  à fur  & mefure 
des  ouvraoesV  desP  fournitures  , d’après  ies  états  de  fituation 
dX  pX  tgénieurs  ordinaires . fur  le  certificat  de  l’.ngenieur 
en  chef  & le  mandat  du  département. 

XII. 

Les  ingénieurs  en  chef  feront  de  fréquentes  tournées  fur  les 
routes  & ies  ateliers  pour  accélérer  ies  travaux. 

XIII- 

Les  adminittrations  de  diftria  rendront  compte  , le  i."  de 
■ chaque  mois  , du  progrès  des  réparations  & de  1 
à celles  de  département,  qui  furveilieiont  I enletriMe 
travaux  & prononceront  définitivement  fur  toutes  les  diflicu  , 
d’après  l’avis  des  diftrias.  y 

Les  repréfentans  du  peuple  près  les  armées  & dan.  les  dépar- 
temens,  infpederont  tous  les  travaux  des  routes  & ponts  q 
auront  occafion  de  parcourir. 

xv. 

Les  ingénieurs  ne  pourront  Te  diftraire , ni  etie  diftraits  de 
kuv'  «vaux  . excepté  pour  ies  objets  relatifs  au  ferv.ce  des 

armees.  x y j. 

Chaque  adminiftration  de  département  rendra  compte  au 


P 1 \ 


confei!  exécutif  & juftifiera  de  l'emploi  des  fonds  quelle  a 

fZL°ï  "T  £ eTl°y.fS  ,atCiU'm  Nivôfe  i elles  réta- 
bliront dans  les  caifles  d ou  ,1s  on,  été  tirés,  les  fonds  mis  à leur 

difpofition  par  les  repréfentans  du  peuple. 

XVII. 

En  conféquence  les  difpofitions  du  décret  du  22  février 

defZ!  [f°n/-rrapp01tée-s'  F Confdl  exécutif  n’accordera  plus 
fonds  faifant  partie  des  vingt  millions  attribués  à cette 
époque  aux  réparations  des  routes  & ponts. 

XVIII. 

Le  confed  exécutif  rendra  compte  à la  Convention  & jufti- 
liera  de  f emploi  de  ces  vingt  millions  au  20  Nivôfe,  ainli  que 

e ou  es  es  operations  fuccefiïves  qu’il  aura  fuivies  relativement 
^ 1 execution  du  prefent  décret. 

Vifé  par  fmfptSeat.  Signé  Au  G ek. 


Collationné  à l’original , par  nous  préfident  & fecré, aires  de  I, 

.,;a,ionafc-  A Paris  • I«  Frimaire  , an  fécond 
de  la  république  une  & mdivifible.  Signé  Voullano 
prejident  ; Reverchon  & Roger  Duco  s,  fi  ni  tains 


Au  NOM  DE  LA  République,  le  Confeil  exécutif nrovi- 
lotre  mande  & ordonne  à tous  les  Corps  adtniniftratifs  & 
Tribunaux  que  la  préfente  loi  ils  fartent  conftgner  dans  leurs 
egirtres  , lire,  publier  & afficher,  & exécuter  dans  leurs 
departement i & rertbrts  relpeftifs  : en  foi  de  quoi  nous  y 
avons  appofe  notre  ftgnature  & le  fceau  de  la  République. 
A Paris  le  vingtième  jour  de  Frimaire , an  fécond  de  la  Répu- 
ique  Françaile,  une  & mdivifible.  Signé  Destournilles. 
Contrefigne  Gohier.  Et  fceilée  du  fceau  de  la  République. 

Certifié  conforme  h l'original. 


A PARIS,  DE  L’IMPRIMERIE  NATIONALE  EXÉCUTIVE  DU  LOUVRE. 

An  II. e de  la  République. 
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